ш 


ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

(ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЯ) 

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) 291-69-04, (044) 291-69-69, 
(Ьакс І044Ї 291-69-68, е-таіі: с!аЬі@;с1аЬі.еоу.иа , код ЄДРПОУ 37471912 



на № 


від 


Максименко Т.В. 
так5утепкоЛу@атаі1.сот 


Про розгляд запиту 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розглянула в межах 
повноважень Ваш запит на публічну інформацію від 22.01.2019 щодо надання копій 
рішення від 21.12.2018 № 108 та наказу від 21.12.2018 № 108-Д щодо анулювання 
дозволу на виконання будівельних робіт на об’єкт будівництва, що розташований 
на вул. Вознесенський узвіз, 28-30 у м. Києві та надає копії запитуваних документів. 

Додаток: на 3 арк. у 1 прим. 


Перший заступник Голови 



В. ФІЛОНЧУК 


Сабадош 291-69-41 













ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 


РІШЕННЯ 

21 грудня 2018 року м. Київ № 108 

Про анулювання дозволу 
на виконання будівельних робіт 

За результатами розгляду службової записки Департаменту державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України від 13.11.2018 № 40-20/13.11.18/01 щодо будівництва об’єкта: 
«Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та 
підземним паркінгом по вул. Вознесенській узвіз, 28-30, в Подільському районі 
м. Києва», замовник - Київське учбово-виробниче підприємство № З (КУВП № 3) 
Українського товариства сліпих (УТОС) встановлено, що під час перевірки 
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві (далі - 
Департамент) виконання Замовником - Київським учбово-виробниче підприємство 
№ З (КУВП № 3) Українського товариства сліпих (УТОС) (далі - Замовник) вимог 
припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 15.03.2018, виконання 
проектною організацією - ТОВ «АКРОПОЛЮ» вимог припису про усунення 
порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
стандартів і правил від 15.03.2018 та виконання генеральним підрядником 
«ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» припису про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм 
стандартів і правил від 18.09.2018 та припису про зупинення підготовчих та 
будівельних робіт від 18.09.20018. 

Під час виїзду 22.10.2018 посадовими особами Департаменту встановлено, що 
на вказаному об’єкті будівництва ведуться будівельні роботи із армування 
вертикальних елементів 1-ї та 2-ї секцій житлового будинку, влаштування 
вертикальних елементів 1-ї та 2-ї секції житлового будинку, влаштування паль та їх 
бетонування. 

Враховуючи вищевикладене, вимоги припису про зупинення підготовчих та 
будівельних робіт від 18.09.2018 виданого генеральному підряднику - 
ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та припису про 
зупинення підготовчих та будівельних робіт від 15.03.2018 виданого Замовнику не 
виконано. 

Замовником вимоги припису Департаменту від 15.03.2018 про усунення 
порушеня вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
стандартів і правил не виконано. 

За результатами перевірки було складено акт перевірки дотримання вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності від 02.11.2018. 









Враховуючи викладене, керуючись пунктом 3 частини 6 статті 37 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

ВИРІШИВ: . . 

1. Анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт від 30.12.21)14 

№ ІУ 115143640678 «Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально- 
культурного призначення та підземним паркінгом по вул. Вознесенськіи узвіз, 28о0, 
в Подільському районі м. Києва», замовник - Київське учбово-виробниче 
підприємство № З (КУВП № 3) Українського товариства сліпих (УТОС). 


Головний інспектор 
будівельного нагляду 










ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 


2.1. а. 


НАКАЗ 
м. Київ 



Про анулювання дозволу на 
виконання будівельних робіт 


Відповідно до норм Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та на підставі рішення головного інспектора будівельного нагляду 
відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних 
робіт Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» 
від 21.12.2018 № 108, 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати анульованим дозвіл на виконання будівельних робіт 
від 30.12.2014 № ІУ 115143640678 на об’єкт «Будівництво житлового будинку з 
об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по 
вул. Вознесенській узвіз, 28-30, в Подільському районі м. Києва», замовник - 
Київське учбово-виробниче підприємство № З (КУВП № 3) Українського 
товариства сліпих (УТОС). 

2. Виключити з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, 
відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, дані про 
видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 30.12.2014 № ІУ 
115143640678. ' 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 


Перший заступник Голови 


В. ФІЛОНЧУК 











